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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 24 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ; ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 
3. ಉತ್ತರಿ ರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ; 23-09-2021 
Cu 
ಮ E> ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರಗಳು 
ಅ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಷನ್‌ ಸಾಣವಾನ ಇಮತಾವನ  ನಲಾತಯ ಹಾಗೂ" ಹಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ 
ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಂಗಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, 6716 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲು 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ರೂ.000.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌. ತಯಾರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 18-01-2019 
ಯೋಜನೆಗೆ ಇರುವ | ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ತೊಂದರೆಗಳೇನು; ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತೀರುವಳಿಗಳು : — 
ಆ] ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ; ಸದರಿ ವಿವಠವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದ ವಿಎಧ 
ನಿವಾರಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳ ತೀರುವಳಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 
RN i. ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗ, ನವದೆಹಲಿ ರವರು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು 
ಕಾಲಮಿ; 5 K 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು Cauvery Water Management Authority ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಿದೆ; 
ಸರ್ಕಾರ i: ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Environmental Impact Assessment 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ (EIA) & ESonicail Management Plan (EMP) ವರದಿಗಳನ್ನು 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? ತಯಾರಿಸಲು Terms of Reference {ToR) ಅರ್ಜಿಗೆ ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯ 


iv. 


vi. 


.ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoEF & C0 
ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 4 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ, ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಶಾಸನಬದ್ಧ 
ತೀರುವಳಿಗಳ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:30-' 
11-2018 ರಂದು M.A. ಸ್ಥಂ.3127 of 2018 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಧಾನ ಪೀಠ, ನವದೆಹಲಿ, ರವರ 
ದಿನಾಂಕ: 17-06- 2021 ರ "ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯವು 
ದಿನಾಂಕ:11-08-2021 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ : H 


ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ 
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರುಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವರು, 
ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹಖಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವರು 
ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 
ರವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ 
ಕೇಂದ್ರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕ ತೀರುವಳಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 


ಸಕ್ಷಮ - ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ 


ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
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(ಗೋವಿಂದ ಎ ಔರಜೋಳ) 
ಜಲಸಂ ಲ ಸ ವರು 


